ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಸುನೀಲ್‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಳಸ್ಕಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ) 


ಘಟಕಗಳು ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 09 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 09.07.2018 

ಕ್ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಈ) ಕೊಡಗು `ಜಿಲ್ಲೆಯಕ್ಲ್‌' ನಿರ್ಮಾಣ | ಕೊಡಗು ``ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ "ಒಟ್ಟು 37 ' ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನಿರಿನ್‌"ಘಟಕಗಳು 
ಮಾಡಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ | ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. - 
ಘಟ ಸಂಚ್ಯಿ ಎಷ್ಟ ಸರವ ಟ್ಟು ಸೂಸಿ ಅ ನವಕ ದ 
ಗ್ರಾಕು.ನೀ&ನ್ಸ ವಿಭಾ ಯಿಂದ ಒಟ್ಟು €ರಿ ಕರಣ 

9,೫, ಗಿದೆ; 

ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ: | ವಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು 2 ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ | ಫ್ರಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಜೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 210.43 ಲಕ್ಷಗಳ 
ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು (ಘಟಕಗಳವಾರು ವಿವರ | ವ್ರಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 3.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 'ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 1 ಘಟಕ 
ನೀಡುವುದು) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಘಟಕಗಳು" 
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿ 102.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಉಳಿದ 1 ಘಟಕ ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.. 
ಘಟಕವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. | 
| 
| 
4 
| 
'} 
ಆ) | ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಶುದ್ಧ ಡಗು ಜಿಲ್ಲಯಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 34 ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನ್‌್‌ 


ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 
ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ 
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇವುಗಳ 
ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 9? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಕು.ನೀ&ನೈ' 
ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಆದಾರದ. 


ಮೇರೆಗೆ M/s Electrical Energy Equipments, Pvt Ltd, Bangalore 
ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಯವರು.. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ $5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಎಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ 
ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಕು.ನೀ೩ನೈ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು, ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತಿದೆ. 
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© 
ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರು. 


ಅನುಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ: (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಪಿ.ಸುನೀಲ್‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-49(09) ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರಗಳು . 


” ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ 
SIN Panchayat R Sanctio | Estimated Total | ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಕ್ತಿತ ಪಡೆಯುತಿರುವ 
Taluk ScherheName y y 3 3 
0 Name - nYear| Cost [Expenditure]  % ಸಾರ್ಪಜನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 
2 3 4 5 5 7 8 9 
1 | Madikeri | Yemmemadu |Providing water purification plants in Yemmemadu Gp 2016-17] 8.50 8.50 Working 3530 
F Kanthur | R R 
i 2016-17 9.00 8.77 Workin} 3331 
2 Madikeri Murad Providing water purification plants in Murad gp pg | 
3 Madikeri Kundaches |Providing water purification plants in Kundacheri Gp 2016-17 8.50 8.50 Working 678 
4 Madikeri Kunjila Providing water purification plants in Kunjila gp 2016-17| 8.50 8.50 Working 3260 
5 Madikeri Makkandur (Providing water purification piants in Makkandur gp 2016-17) 8.50 8.50 Working 1517 
6 | Madikeri Margod Providing water purification plants in Margod gp 2016-17] 9.00 8.77 Working 2134 - 
7 | Madiker napoklu Providing Water purification plants in Napoklu opp govi school 3016.17] 900 877 Working 3515 
Wu. - 
8 Madikeri napoklu Providing Water purification plants in napoklu 2016-17] 9.00 8.77 Working 3429 


Madikeri Talu 


Ik Total 


Somwarpet Hebbale |Providing water purification plants in Hebbale Gp 2016-17 Working 


9 
10 | Somwarpet Kodlipet |Providing water purification plants in Kodlipet Gp 2016-17) 9.00 8.77 Working 2483 
[3] 8.50 8.50 Working 


Somwarpet Kudige Providing water purification plans in Kudige Gp 2016-17 


rl 

12 } Somwarpe! | Madapura {Providing water purification plants in Madapura Gp 2016-17 Working 
13 | Somwarpet { Mullusoge |Providing water purification plants in Mullusoge 2016-17 Working 

Somwarpet | Shanivarsanthe |Providing water purifcation plants in Shanivarsanthe Gp 2016-17 Working 4420 
15 } Somwarpet | Shirangala {Providing water purification plants in Shirangala gp Working 2198 
16 Somwarpes {_Sumikoppo Providing water purification plants in Suntikoppa Gp 2016-17 Working 3488 

Somwarpet Taluk Total} 71.00 
—— ———— 

17 | Viarajpet Ammathi (Providing water purification plants in Ammathij Gp 2016-17] 9.00 Working 1047 


18 | Viarajpet | Arvathokiu |Providing water purification plants in Arvathoklu Gp 2016-17) 8.50 8.50 Working 1705 


Providing water purification plants in Balele Gp Shifted to Nokya 2016-17 850 850 Working i911 
yillape in Thithimathi GP K 


19 | Viarajpet | Thithimathi 


20 | Viarajpet | Gonikoppa [Providing wates purification plants in Gonikoppa Gp 2016-17] 9.00 8.77 Working 6619 
21 | Viarajpet Kutta {Providing water purification plants in Kutta Gp 2016-17] 9.00 877 Working 5291 


22-|—Viaajpet—|—Palibetta—| Providing water purification plants in Palibetia Op 2016-17) 8.50 8.50 Working 3324 
23 | Viarajpet Ponnampet |Providing water purification plants in Ponnampet 2016-17] 9.00 8.77 | Working 878 


24 | Viarajpet Siddapura {Providing water purification plants in Siddapura Gp 2016-17) 9.00 8.77 Working 3900 


. Virajpet Taluk Total 
| 
L |) Total 20805 [| 
2017-18 (3000WPP) 
ವ NN Cabin Work 
Providing water Purification-plant to Cherambane in Benguru GP |2017-18 1297 


238 Completed. R 


25 | Madikeri | Benguru 
Madikeri Mekeri 


26 Providing waier Punfication plan: to Biliperi in Mekeri G.P 2017-18 © Plant 2104 
Total, 2.38 
Grand Total Total 210.43 


_ 6 Virajpet Chennayya [Providing water Purification plants in Chennayyanakote G.P 
ಮ § — -nakote- |(S©) Ml 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ 8CP/TSP ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ $€/ST Colonyಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಲಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ .ವಿವರಗಳು 


Expenditu ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ 
SILNo SchemeName Sanction | Estimated | re till date Physical Progress ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
Lea Cost (Rs. In ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 
lakhs 


1 Providing water Purification plants in Karike G.P (S.T) 2017-18 10.36. 10.20 Work Completed j 
ರ water Purification plants in Kundhalpadi Peraje G.P 2017-18 1036 10.20 Work Completed 
3 Madikeri | Chembu Providing water Purification plants in Melchembu Chembu 2017-18 10.36 10.20 Work Completed 237 
G.P (S.T) 2 
Madikeri |} Sampaje |Providing water Purification plants in Sampaje G.P (S.T) 2017-18 10.36 10.20 Work Completed 
J 
Work Completed 1309 
ನ 


Providing water Purification plants in Balele G.P (S.T) 


Providing water Purification plants in Hebbale Thithimathi 
G.P (S.T) 


7 Thithimathi 


[) Virajpet Hosuru |Providing water Purification plants in Hosuru G.P (S.T) 10.36 10.20 Work Completed 
9 Providing water Purification plants in Kutta G.P (S.T) 10.36 10.20 Work Completed 1723 1 
10 Virajpe: |Thithimathi warey PE palion ply NOs LB inst CE 10.36 1020 | Work Completed 124 


2017-18 Under Progress 1163 


Virajpet ‘| .Nitturu [Providing water Purification plants in Nitturu G.P (S.T) 


10.36 0 


Total ‘113.96 102.00 


